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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 70 

15 Μαρτίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5204 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό (%) στις τιμές του τιμολογίου μελέτης χωρίς όριο, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Στίβος 
με συνθετικό τάπητα 400μ,. οκτώ (β) διαδρομών στο Δη¬ 
μοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων» με αρ. μελ. 10/2002, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε μετά Π.Δ. 609/85 & 171/87, τον Ν. 
2229/04, τις διατάξεις του Ν. 2576/98, της Δ17α/08/5/ΦΝ 
402/10.2.98 απόφ. «Διαδικασία για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου κατασκευής δημοσίων έργων» καιτις διατάξειςτου Ν. 
2940/01. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
είναι 704.330 € & 126.779 € Φ.Π.Α. 18% ήτοι σύνολο 
831.109 € (283.200,392 δρχ. με τον Φ.Π.Α. 18% ήτοι σύ¬ 
νολο 76.184,88 ΕΥΡΩ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η Απριλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμ¬ 
βολή των οδών Πατρ. Γρηγορίου Ε'12 με Θερίσσου στον 
δεύτερο (2ο) όροφο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). 
Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών η 10η π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 11η π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα επτά ΕΥΡΩ 
(14.087 €) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη στο Δήμο 
Αμπελοκήπων σύμφωνά με τα άρθρα 5 του Ν. 1418/84 και 
23 & 27 του Π.Δ. 609/85. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε. ή σε κατηγορία 2ηςτά¬ 
ξης και άνω για έργα οικοδομικά και πληρούν τους όρους 
που ορίζονται στα τεύχη της μελέτης. 


Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι μία ημέρα πριντη Δημοπρασία από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 736080 & 748902 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 7.00 π.μ. έως τις 
2.30 μ.μ. (Ερμ. Τσακιρίδου). 

Αμπελόκηποι, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Διακήρυξης 2925/1.3.2002 

Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο¬ 
λης, μετά την υπ’ αριθμ. 6/1/11.2.2002 απόφαση του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό για την προμήθεια α). ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟ¬ 
ΔΟΣΙΑΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 760.088 € και β). 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 369.773 € του Νοσοκομεί¬ 
ου, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, χωρίς 
ταυτόχρονη παραχώρηση μηχανημάτων, για δύο έτη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Μάίου 2002 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 9.30 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νο¬ 
σοκομείου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 8 
Μάίου 2002. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων 
της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από το γρα¬ 
φείο προμηθειών του Νοσοκομείου τηλ. 0551-25772 εσω¬ 
τερικό 1701, αρμόδια υπάλληλος Κοσμίδου Ρωξάνη κα¬ 
θώς και τα εμπορικά επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονί¬ 
κης, Αλεξανδρούπολης. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το γρα¬ 
φείο προμηθειών αντί του ποσού των 25 €. 

Αλεξανδρούπολη, 4 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Λ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ 
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(3) 

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακήρυξης 2002/6 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) μετρικών τόνων σκύ¬ 
ρων γραμμής, σκληρότητας μεγαλύτερης ή ίσης με 16, 
για το έργο ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΚΙΑΤΟ». 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Διεύθυνση Προμηθειών 
Καρόλου 27, ΟΒ -10437 , Αθήνα. 

Τηλ. 0030 (01) 5283 333, Φαξ 0030 (01) 5283 354 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προμήθεια με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ- 

ρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και την οδη¬ 
γία 93/38 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το υλικό θα παραδοθεί σε χώρους στην περιοχή από 
την Κόρινθο έως το Κιάτο, οι οποίοι θα υποδειχθούν από 
την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 
145.000) μετρικώντόνων σκύρων γραμμής, σκληρότητας 
μεγαλύτερης ή ίσης με 16, για το έργο ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΙΑ¬ 
ΤΟ. 

β. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο της προμήθει¬ 
ας σε ΕΥΡΩ. 

Υ· - 

5. - 

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Κάθε συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό επιτρέπε¬ 
ται να καταθέσει μόνο μίατεχνικο-οικονομική πρόταση. 

7. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας 
ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

9. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του διαγω¬ 
νισμού 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διεύθυνση Προμηθειών, 2ος όροφος, γραφείο 203 

Καρόλου 27, ΟΒ -10437 , Αθήνα. 

Τηλ. 0030 (01) 5283 333 Φαξ 0030 (01) 5283 354 
Τα τεύχη της σχετικής διακήρυξης θα διατίθενται καθη¬ 
μερινώς τις εργάσιμες ημέρες, δύο εργάσιμες ημέρες με¬ 
τά την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο και μέχριτην προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την 16/4/2002. 
β. Κόστος 

Για την προμήθεια των τευχών της διακήρυξης απαιτεί¬ 
ται η υποβολή αιτήσεως του προμηθευτή προς την ΕΡΓΑ 
ΟΣΕ Α.Ε. και η καταβολή 30 ΕΥΡΩ σε μετρητά στην Οικο¬ 
νομική Διεύθυνση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

10. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών 

• Κατάθεση της προσφοράς μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού στο πρω¬ 
τόκολλο (γραφείο 112), από τις 9:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 


• Αποστολή της προσφοράς με συστημένη ταχυδρομι¬ 
κή επιστολή, στην διεύθυνση: 

Προς «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Πρόεδρο Επιτροπής Δημοπρα¬ 
σιών» για τον διαγωνισμό προμήθειας «εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιάδων (145.000) μετρικώντόνων σκύρων γραμ¬ 
μής, σκληρότητας μεγαλύτερης ή ίσης με 16, για το έργο 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΚΙΑΤΟ». 

Αρ. Διακήρυξης 2002/6 

Καρόλου 27, Αθήνα 10437 

η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον έχει παραλη- 
φθεί με ευθύνη του προμηθευτή, από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., 
μέχριτηνπροηγουμένη της ημερομηνίας διεξαγωγήςτου 
διαγωνισμού στο πρωτόκολλο (γραφείο 112) και έως ώρα 
15:00 μ.μ. 

• Κατάθεση της προσφοράς, απευθείας στην Επιτροπή 
Αποσφράγισης κατά την ημερομηνία διεξαγωγήςτου δια¬ 
γωνισμού, στην αίθουσα δημοπρατήσεων στο ισόγειο 
του κτιρίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Καρόλου 27, από ώρα 
10.30 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών καμία προσφο¬ 
ρά δεν θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται χωρίς να 
αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. 

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν οι 
προσφορές 

Ως 10. α 

γ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Ελληνική. 

11. α. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρίσκο- 
νται κατά την αποσφράγιση των Προσφορών. 

Επιτρέπεται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
των συμμετεχόντων. 

β. Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος αποσφράγισης 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17.4.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα δημοπρατήσεων στο 
ισόγειο του κτιρίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, οδός Καρόλου 27, 
ΟΒ-10437, Αθήνα. 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πρέπει υποχρεωτι¬ 
κά και με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής για το ποσόν των διακοσίων δώδε¬ 
κα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι (212.766) ΕΥΡΩ. 

13. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο της προμήθειας θα γί¬ 
νονται εντός 60 ημερών μετά από κάθε οριστική ποιοτική 
και ποσοτική τμηματική παραλαβή του υλικού. 

14. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες ή 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
που συμμετέχει σε Ένωση Προμηθευτών ή Κοινοπραξία 
που υποβάλλει κοινή προσφορά, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να συμμετέχει σε αυτή (την Ένωση ή την Κοινοπραξία) με 
ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

Στην φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Επιστολή 
σύμπραξης-προσύμφωνο σύστασης Ενώσεως ή Κοινο¬ 
πραξίας Φυσικών ή Νομικών Προσώπων (όχι απαραίτητα 
συμβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή σύμπρα¬ 
ξης-προσύμφωνο θα αναφέρεται μεταξύ των άλλων και 
το ποσοστό συμμετοχής εκάστου Φυσικού ή Νομικού 
Προσώπου στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Γ ια την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας με 
Συμβολαιογραφικό Έγγραφο. 
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15. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ¬ 
ΤΗΣ 

Τα σκύρα απαιτείται να είναι σκληρότητας μεγαλύτε¬ 
ρης ή ίσης με δέκα έξι (16). 

16. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗ¬ 
ΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

Η προσφορά δεσμεύει τον υποψήφιο για εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η 
χαμηλότερη τιμή. 

18. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

19. Έχει προηγηθεί περιοδική ενημερωτική δημοσίευ¬ 
ση στο φύλλο 3200/17.10.2001 της Επίσημης Εφημερί¬ 
δας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

20. Ημερομηνία αποστολήςτηςπροκήρυξης 05/3/2002. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης. 

Για την ΕΡΓΑ ΟΣΕΑΕ 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(4) 

ΕΡΓΑΟ.Σ.Ε. Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακήρυξης 2002/5 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «εκατόν 
εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) μετρικώντόνων σκύρων 
γραμμής, σκληρότητας μεγαλύτερης ή ίσης με 16, για το 
έργο ΣΚΑ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ». 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διεύθυνση Προμηθειών 

Καρόλου 27, ΘΒ -10437 , Αθήνα. 

Τηλ. 0030 (01) 5283 333, Φαξ 0030 (01) 5283 354 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ- 

ρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και την οδη¬ 
γία 93/38 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το υλικό θα παραδοθεί σε χώρους στην περιοχή από 
ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αθηνών) έως Θριάσιο Πεδίο, 
οι οποίοι θα υποδειχθούν από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εκα¬ 
τόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) μετρικών τόνων σκύ¬ 
ρων γραμμής, σκληρότητας μεγαλύτερης ή ίσης με 16, 
για το έργο ΣΚΑ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ». 

β. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο της προμήθει¬ 
ας σε ΕΥΡΩ. 

Υ· ■ 

5. - 

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Κάθε συμμετέχων στον παρόντα διαγωνισμό επιτρέπε¬ 
ται να καταθέσει μόνο μίατεχνικο-οικονομική πρόταση. 

7. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας 


ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

9. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του διαγω¬ 
νισμού 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διεύθυνση Προμηθειών, 2ος όροφος, γραφείο 203 

Καρόλου 27, ΟΒ -10437 , Αθήνα. 

Τηλ. 0030 (01) 5283 333 Φαξ 0030 (01) 5283 354 
Τα τεύχη της σχετικής διακήρυξης θα διατίθενται καθη¬ 
μερινώς τις εργάσιμες ημέρες, δύο εργάσιμες ημέρες με¬ 
τά την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο και μέχριτην προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την 15.4.2002. 
β. Κόστος 

Για την προμήθεια των τευχών της διακήρυξης απαιτεί¬ 
ται η υποβολή αιτήσεως του προμηθευτή προς την ΕΡΓΑ 
ΟΣΕ Α.Ε. και η καταβολή 30 ΕΥΡΩ σε μετρητά στην Οικο¬ 
νομική Διεύθυνση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

10. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών 

• Κατάθεση της προσφοράς μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού στο πρω¬ 
τόκολλο (γραφείο 112), από τις 9:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

• Αποστολή της προσφοράς με συστημένη ταχυδρομι¬ 
κή επιστολή, στην διεύθυνση: 

Προς «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Πρόεδρο Επιτροπής Δημοπρα¬ 
σιών» για τον διαγωνισμό προμήθειας «εκατόν εξήντα πέ¬ 
ντε χιλιάδων (165.000) μετρικών τόνων σκύρων γραμμής, 
σκληρότητας μεγαλύτερης ή ίσης με 16, για το έργο ΣΚΑ- 
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ». 

Αρ. Διακήρυξης 2002/5 
Καρόλου 27, Αθήνα 10437, 

η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον έχει παραλη- 
φθεί με ευθύνη του προμηθευτή, από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., 
μέχριτηνπροηγουμένη της ημερομηνίας διεξαγωγήςτου 
διαγωνισμού στο πρωτόκολλο (γραφείο 112) και έως ώρα 
15:00 μ.μ. 

• Κατάθεση της προσφοράς, απευθείας στην Επιτροπή 
Αποσφράγισης κατάτηνημερομηνία διεξαγωγήςτου δια¬ 
γωνισμού, στην αίθουσα δημοπρατήσεων στο ισόγειο 
του κτιρίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Καρόλου 27, από ώρα 
10.30 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

• Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών καμία προ¬ 
σφορά δεν θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται χωρίς να 
αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. 

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν οι 
προσφορές 
Ως 10. α 

γ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Ελληνική. 

11. α. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρίσκο- 
νται κατά την αποσφράγιση των Προσφορών 

Επιτρέπεται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
των συμμετεχόντων. 

β. Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος αποσφράγισης 
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.4.2002, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα δημοπρατήσεων στο ισό¬ 
γειο του κτιρίου της ΕΡΓ Α ΟΣΕ Α.Ε, οδός Καρόλου 27, ΘΒ 
10437 , Αθήνα. 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πρέπει υποχρεωτι¬ 
κά και με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική 
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Επιστολή Συμμετοχής για το ποσόν των διακοσίων σαρά¬ 
ντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (242.113) ΕΥΡΩ. 

13. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο της προμήθειας θα γί¬ 
νονται εντός 60 ημερών μετά από κάθε οριστική ποιοτική 
και ποσοτική τμηματική παραλαβή του υλικού. 

14. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες ή 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
που συμμετέχει σε Ένωση Προμηθευτών ή Κοινοπραξία 
που υποβάλλει κοινή προσφορά, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να συμμετέχει σε αυτή (την Ένωση ή την Κοινοπραξία) με 
ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

Στην φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Επιστολή 
σύμπραξης-προσύμφωνο σύστασης Ενώσεως ή Κοινο¬ 
πραξίας Φυσικών ή Νομικών Προσώπων (όχι απαραίτητα 
συμβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή σύμπρα¬ 
ξης-προσύμφωνο θα αναφέρεται μεταξύ των άλλων και 
το ποσοστό συμμετοχής εκάστου Φυσικού ή Νομικού 
Προσώπου στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Γιατην υπογρα¬ 
φή της σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση Κοινοπραξίας με 
Συμβολαιογραφικό Έγγραφο. 

15. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΧΑ- 
ΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Τα σκύρα απαιτείται να είναι σκληρότητας μεγαλύτε¬ 
ρης ή ίσης με δέκα έξι (16). 

16. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗ¬ 
ΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

Η προσφορά δεσμεύει τον υποψήφιο για εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Γ ιατην τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η 
χαμηλότερη τιμή. 

18. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

19. Έχει προηγηθεί περιοδική ενημερωτική δημοσίευ¬ 
ση στο φύλλο 5200/17.10.2001 της Επίσημης Εφημερί¬ 
δας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

20. Ημερομηνία αποστολήςτης προκήρυξης 05/3/2002. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης.... 

Για την ΕΡΓΑ ΟΣΕΑΕ 
(Υπογραφή) 

- ♦ - 

(5) 

ΔΕΥΑΠ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πά¬ 
τρας διακηρύττει ότι εκθέτει σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές δια ποσοστού εκπτώσεως σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών του τιμολογί¬ 
ου το έργο: «Αντικατάσταση - επέκταση δικτύου ύδρευ¬ 
σης σε διάφορους οδούς της πόλης της Πάτρας (2002)» 
προϋπολογισμού 586,940.57 € συν ΦΠΑ 105,649.306. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27.3.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 9η π. μ. ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής στα γρα¬ 
φεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 - Πάτρα). 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτοί γίνονται, εργολήπτες δημοσίων έργων με πτυχίο 


Γ' τάξης και άνω για έργα υδραυλικά ή ΔΙ' και άνω στα 
ηλεκτρομηχανολογικά. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 17.608 € σε γραμμάτιο Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανε- 
γνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ που να απευθύνεται 
στην ΔΕΥΑΠ. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 
Υπηρεσία Ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ (τηλ: 366156). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΧΕΛΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Β'Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - Κ.Α.Τ. 

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2348 
Αριθ. Διακήρυξης 4/2002 

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής και έχο¬ 
ντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95). 
β) Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.99) άρθρο 8. 
γ) Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96). 
δ) Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) & τροποποίηση αυ¬ 
τού Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/17.3.00) 
ε) Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται 
σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών Διατάξεων του Ν. 2286/95. 

στ) Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθη¬ 
κε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96), 2414/96 (ΦΕΚ 
138/96) &του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96). 
ζ) Του Π.Δ. 310/96 (ΦΕΚ214/Α/96). 
η) Το Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ45/Α/2.3.2000). 

2. Τιςυπ’αρ. Π1 /1346/2001 καιΔΥ6α/1496/16.5.2001 απο¬ 
φάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υπουργείου Υγείας 
- Πρόνοιας, υντίστοιχα, περί «ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001». 

3. Την υπ’αριθμό 88/5.3.2002 απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
του Νοσοκομείου. 

4. Τηνυπ’αριθμό 1/11.1.2001 απόφαση του Δ.Σ. του Νο¬ 
σοκομείου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: ΕΙΔΩΝ ΕΚ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 
12.00 μεσ. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 87,580 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και ώρα από 10.00 
έως 13.00 μεσημέρι για κάθε σχετική πληροφορία. Για τη 
λήψη της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το ποσό των 
14,67 Ευτο, πληρωτέο στο Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Σημειώνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Κηφισσιά, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΧΡ. I. ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1982 

Γνωστοποιείται ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ 
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επίτοις εκατό κατά ομάδες ομοειδών ερ¬ 
γασιών και μεταφορά της μέσης έκπτωσης στον μαθημα¬ 
τικό τύπο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 
του Ν. 2576/98 όχως καθορίζονται με τις σχετικές απο¬ 
φάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης των εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙ- 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, δημοπρα- 
τούμενου προϋπολογισμού, κατά τη μελέτη της 
υπηρεσίας, (293.470,28 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προγράμμα¬ 
τος ΕΠΤΑ με υφιστάμενη πίστωση 293.470,28 ευρώ για τη 
χρονική διάρκεια 2002. 

Η εκτέλεση τον έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Ν. 2940/2001 του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ. 
171/87 Δ17α/03/45/ΦΝ 430/30.8.2001 και εγκύκλιος 
37Α17α/03/67/ΦΝ 430 όπως ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ, 19ης 
Μάίου 2, Δράμα στις 3.4.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, με τάξη πτυχίου 
Γ και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό(2 %) 
επί του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσού (ΕΥΡΩ: 
5.869,41). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. Απόφασης Έγκρισης Μελέτης 
597/11.1.2002 μελέτης της, στα γραφεία της υπηρεσίας, 
καθώς και να προμηθευθούντο θεωρημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς από τα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, 19ης Μάίου 2, Δρά¬ 
μα, Τ.Κ. 66100. 

Δράμα, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Γ4 
Αριθ. Πρωτ. Γ/1312 

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας διακηρύττει ότι: 

Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου συντεταγ¬ 
μένο από τον προσφέροντα και με αξιολόγηση των προ¬ 
σφορών,για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο 
αποτεφρωτήρα για το Κυνοκομείο του Δήμου Βέροιας, 


ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.543,00 Ευρώ 
μαζί μετονΦ.Π.Α. 

Η λήξη της παράδοσης των προσφορών ορίζεται η 2 
Απριλίου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Βέροιας ενώπιον της αρμοδίας επιτρο¬ 
πής και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Από¬ 
φασης 11389/23.3.93. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές (εισαγωγείς ή αντιπρόσωποι) γραμμένοι στα οι¬ 
κεία επιμελητήρια η επαγγελματικές οργανώσεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ίση προς το 5% της 
αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού,δηλαδή ίση μετο 
ποσό των 1.027,00 Ευρώ, σε εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, του 
ΤΣΜΕΔΕ η σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων & Δανεί¬ 
ων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τα γραφεία του Ηλεκτρομηχανολογι- 
κού Τμήματος του Δήμου Βέροιας οδός Βικέλλα 4 1ος 
όροφος, 591 00 Βέροια τηλέφωνο 0331-27908, ΡΑΧ 0331 - 
22330 σε όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Βέροια, 4 Μαρτίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ 
-♦- 

Ο) 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣΑ.Ε. 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διακηρύσσει το δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό του έργου Εγνατία οδός: Υπολειπόμε- 
νες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων - ποταμός Άραχθος 
(2.1/2/3)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 135.000.000 
Ευρώ μετά του αναλογούντα Φ. Π. Α., για την επιλογή ανα¬ 
δόχου με την ανοικτή διαδικασία της παρ. 2α του αρθ. 4 
του Ν.1418/84 και της παρ. 1 του αρθ. 7 του Π.Δ. 
334/2000. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 334/2000 και σύμφωνα με τους όρους της εγκε¬ 
κριμένης διακήρυξης του έργου, με συμπλήρωση ανοι¬ 
κτού τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας των τιμών. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Το έργο βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων και αφορά στην 
ολοκλήρωση τμήματος αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας 
οδού 9,6 χλμ. από Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσοχώρι, στις 
ήλεκτρο μηχανολογικές εργασίες της σήραγγας Δρίσκου 
μήκους 4,5 χλμ., καθώς και στην πλήρη κατασκευή αυτο¬ 
κινητοδρόμου από Δροσοχώρι έως ποταμό Άραχθο 
(εκτός της σήραγγας Δρίσκου) συνολικού μήκους 5 Κπι 
και διατομής 24,5 πι, όπου περιλαμβάνονται 3 δίδυμα ΟυΙ 
& ΟονθΓ συνολικού μήκους 500 πι περίπου ανά κατεύθυν¬ 
ση και τεχνικά συνολικού μήκους 1300 πι περίπου ανά 
κλάδο έκτων οποίων 4 διπλές γέφυρες με ανεξάρτητους 
κλάδους μέγιστου ανοίγματος 45 πι. Το έργο περιλαμβά¬ 
νει κατασκευή χωματουργικών, τεχνικών, έργων αποχέ¬ 
τευσης και αποστράγγισης, έργων οδοστρωσίας, ασφαλ- 
τικών, εξοπλισμού της οδού, έργων πρασίνου καθώς και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κτιρίων εξυπηρέ¬ 
τησης σηράγγων. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαί¬ 
ωμα προαιρέσεως για ανάθεση παρεμφερών εργασιών 
σε όμορα τμήματα της οδού. Χρόνος εκτέλεσης του έρ¬ 
γου ορίζεται σε 30 μήνες. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση τη χαμηλό- 
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τερη οικονομική προσφορά της παρ. 2α του άρθρου 30 
του Π.Δ. 334/2000, ύστερα από εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 2 του Ν. 2576/98. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προ¬ 
σφορών των ενδιαφερομένων ορίζεται η Τετάρτη 27 Μαρ¬ 
τίου 2002 και ώρα 16.00 στα γραφεία της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» 6ο χιλ. Θεσ/νίκης - Θέρμης Τ.Θ. 30 ΟΠ - Θέρμη Θεσ¬ 
σαλονίκη τηλ. 0310-470387, 0310-470200, ίαχ 0310- 
470297, από όπου θα δίδονται και οι σχετικές πληροφο¬ 
ρίες. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται εντός έξι ημερών 
απάτην υποβολή της σχετικής αιτήσεως και την καταβολή 
στην αναθέτουσα αρχή του ποσού των 200 θυω σε μετρη¬ 
τά ή επιταγή. 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές, υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 21 της Διακήρυξης, Κοινοπραξίες μεταξύ 
τριών ή τεσσάρων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (σύμφω¬ 
να με την παρ. 1 .γτου άρθρου 4 της απόφασης του Υ.Δ.Ε. 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985), οι οποίες οφείλουν να 
είναι: 

- είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ 
στην Η' τάξη 

- είτε εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους 
των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), σε τάξη αντίστοιχη με την Η'του ελληνικού μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ: 

• για έργα οδοποιίας (αυτοκινητόδρομοι και γέφυρες) 

• για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

• είτε προερχόμενες από κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπου δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
έχουν εκτελέσει σε κράτη του Ε.Ο.Χ. 

• έργα οδοποιίας (αυτοκινητόδρομοι και γέφυρες) 

• έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

παρόμοια ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατού- 
μενο, σύμφωνα με την παρ. 3.3.1 του άρθρου 21 της δια¬ 
κήρυξης. 

Κάθε Κοινοπραξία θα στελεχώνεται τουλάχιστον από 
δυο Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες ή με 
εμπειρία ως άνω, σε έργα Οδοποιίας και τουλάχιστον μια 
Εργοληπτική Επιχείρηση, εγγεγραμμένη ή με εμπειρία 
ως άνω. σε έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ύψους 3.500.000 Ευρώ και διάρ¬ 
κειας τουλάχιστον 110 ημερών, η οποία θα εκδοθεί σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 23 και 27 του Π.Δ. 609/85. Κάθε υπο¬ 
βαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόνπου την υποβάλλει 
για διάστημα ογδόντα (80) ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης στάλθηκε για δη¬ 
μοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων τη ν 31 /1/2 0 0 2. 

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουάριου 2002 
Με εντολή Δ.Σ. 

Ο Διευθυντής Εποπτείας Έργων 
Ιωαννίνων - Ηπείρου 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ 

- ♦ - 

( 10 ) 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διακηρύσσει το δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό του έργου «Εγνατία οδός: Τμήμα Νυμ- 


φόπετρα - Ρεντίνα - Α/Κ Ασπροβάλτας (10.1-10.2-11.1- 
11.2)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 161.400.000 θυ- 
ιό (55 διςδρχ.) μετά του αναλογούνταΦ.Π.Α., για την επι¬ 
λογή αναδόχου με την ανοικτή διαδικασία της παρ. 2ατου 
αρθ. 4του Ν. 1418/84 και της παρ. 1 του αρθ. 7 του Π.Δ. 
334/2000. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 334/2000 και σύμφωνα με τους όρους της εγκε¬ 
κριμένης διακήρυξης του έργου, με συμπλήρωση ανοι¬ 
κτού τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας των τιμών. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Το έργο αφορά στην πλήρη κατασκευή τμήματος της 
Εγνατίας οδού από Νυμφόπετρα έως Α/Κ Ασπροβάλτας, 
μήκους 32 χλμ και διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου 
με δυο λωρίδες και μια ΛΕΑ ανά κλάδο και διαχωριστική 
νησίδα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Ανισόπεδοι Κόμβοι 
Ρεντίνας και Ασπροβάλτας, μια δίδυμη σήραγγα με διά¬ 
τρηση μήκους 200 πι και γέφυρες συνολικού μήκους 600 
μ περίπου ανά κατεύθυνση και μέγιστου ανοίγματος 45 μ. 
Το έργο περιλαμβάνειτην κατασκευή χωματουργικών, τε¬ 
χνικών, έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης, έργων 
οδοστρωσίας, ασφαλτικών, εξοπλισμού της οδού, έργων 
πρασίνου καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγας, προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 161.400.000 Θυιτ>. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα προαιρέσεως για ανάθεση παρεμ¬ 
φερών εργασιών σε όμορα τμήματα. Χρόνος εκτέλεσης 
του έργου 36 μήνες. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση τη χαμηλό¬ 
τερη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την παρ. 2α του 
άρθρου 30 του Π.Δ. 334/2000, ύστερα από εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2576/98. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προ¬ 
σφορών των ενδιαφερομένων ορίζεται η Πέμπτη 28 Μαρ¬ 
τίου 2002 και ώρα 16:00 στα γραφεία της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» 6ο χιλ. Θεσ/νίκης - Θέρμης Τ.Θ. 30 ΟΒ - Θέρμη Θεσ¬ 
σαλονίκη τηλ. 0310-470.386, 0310-470.200, ίαχ 0310- 
470.297, από όπου θα δίδονται και οι σχετικές πληροφο¬ 
ρίες. Η παραλαβή τωντευχών θα γίνεται εντός έξιημερών 
από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και την καταβο¬ 
λή στην αναθέτουσα αρχή του ποσού των 200 ου ιό σε με¬ 
τρητά ή επιταγή. 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 21 της Διακήρυξης, Κοινοπραξίες μεταξύ 
τριών ή τεσσάρων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (σύμφω¬ 
να με την παρ. 1 .γτου άρθρου 4 της απόφασης του Υ.Δ.Ε. 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985), οι οποίες οφείλουν να 
είναι: 

— είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ 
στην Η’ τάξη 

— είτε εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους 
των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), σε τάξη αντίστοιχη με την Η'του ελληνικού μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας (αυτοκινητόδρομοι και 
γέφυρες) 

• είτε προερχόμενες από κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπου δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
έχουν εκτελέσει σε κράτη του Ε.Ο.Χ. έργα αυτοκινητο¬ 
δρόμων και γεφυρών παρόμοια ποιοτικώς και ποσοτικώς 
με το δημοπρατούμενο, σύμφωνα με την παρ. 3.3.1 του 
άρθρου 21 της διακήρυξης. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής ύψους 4.100.000 βυΐΌ διάρκειας 
τουλάχιστον 110 ημερών, εκδοθείσα σύμφωνα με το 
άρ.34του Π.Δ. 334/2000. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα ογδόντα 
(80) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης στάλθηκε για δη¬ 
μοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων την 1.2.2002. 

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουάριου 2002 

Η Διευθύντρια Εποπτείας Έργων 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. Φ 8.12/638 

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
μίσθωσης εκατό (100) κλινών σε δίκλινα ή μονόκλινα δω¬ 
μάτια σε ξενοδοχεία ή κτίρια που ανήκουν σε Ιδιώτες, Δη¬ 
μόσιο, ΝΠΔΔή ΝΠΙΔγιατις ανάγκες στέγασης των σπου¬ 
δαστών του ΤΕΙ Μεσολογγίου για το Σπουδαστικό έτος 
2002-03 με ανώτατη τιμή δίκλινου δωματίου 15,30 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09-04-2002 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. στο ΤΕΙ Μεσολογγίου ενώπιον επιτροπής 
που θα συσταθείγιατο σκοπό αυτό. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέ¬ 
πει να καταθέσουν με οποιονδήποτε τρόπο, στο πρωτό¬ 
κολλο του ΤΕΙ, γραπτές προσφορές μέχρι 9-4-2002 (ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) και ώρα 10.30 π.μ. 
ή να τις αποστείλουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε επί¬ 
σης τρόπο, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές 
θα περιέχονται στην υπηρεσία και θα παραλαμβάνονται 
με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού (8-4-2002). 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγω¬ 
νισμού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο (0631 -58218) ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑΝΝΗ. 

Μεσολόγγι, 11 Μαρτίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α' 

Αριθ. Πρωτ. ΕΜ 1525 

Ανακοινώνουμε ότι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανα¬ 
τολικής Αττικής Δ/νση Εμπορίου, 17ο χιλ. Λεωφ. Μαρα- 
θώνος (2ος όροφος, γραφείο 27, τηλ. 6033046) θα επα- 
ναληφθεί Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός 
για την προμήθεια: 

(Είδος, ημερ/νία διαγων., διακ/ξη, ώρα) 

Είδος: Πετρελαιοειδή 

Ημερ/νία: 9.5.2002 

Διακ/ξη: 80/2001 


Ώρα: 10.30 

με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

Παλλήνη, 13 Μαρτίου 2002 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Τμηματάρχης 
Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1297 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής τσυ έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ προϋπολογισμού δαπάνης 
Ευρώ 203.531.,00 (με ΦΠΑ) από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. Η 
υποβολή τφοσφορών θα γίνει μς, το σύστημα με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Ο διαγω¬ 
νισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα (Βάρδα - 
Ηλείας), την 3η του μηνός Απριλίου του έτους 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων Δ.Ε. πτυχίων Β’ τάξης και άνω για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Β’τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ ή αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του Ν. 
2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΕΚΑ (10) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται στο Φο¬ 
ρέα κατασκευήςτου έργου (δηλ. στο Δ. Βουπρασίας) ορί¬ 
ζεται ποσό 3.450,00 Ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (αρμόδιος Τσά- 
τσος,τηλ. 0623-71455-72509) καιτηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1293 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΑΝΤΙΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΜΑΝΟ¬ 
ΛΑΔΑΣ προϋπολογισμού δαπάνης Ευρώ 585.000,00 (με 
Φ.ΠΑ.) από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. Η υποβολή προσφορών θα 
γίνει με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 7του Π.Δ. 609/85). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στα γραφεία του Φορέα (Βάρδα - Ηλείας), την 3η του μη¬ 
νός Απριλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης; προσφορών η 11η π. μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων Δ.Ε. πτυχίων 
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• Γτάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 

• Β ’ τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Γ’ τάξης και 
άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή αντιστοίχων 
τάξεων πτυχίων του Ν.2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου ΔΕΚΑ (10) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται στο Φο¬ 
ρέα κατασκευής του έργου (δηλ. στο Δ. Βουπρασίας) ορί¬ 
ζεται ποσό 9.915,00 ΕΥΡΩ. 

Τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στα γραφεία του 
Δήμου, προσκομίζοντας διπλότυπο είσπραξης της Ταμει¬ 
ακής Υπηρεσίας του Δήμου ποσού 45 ΕΥΡΩ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (αρμόδιος Τσά- 
τσος, τηλ. 0623 - 71455-72509) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Ηλείας 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 

-Φ- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 806 

Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για την εκτέ¬ 
λεση έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ 
ΔΡΙΖΑ». 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με εφαρμογή του Μα¬ 
θηματικού τύπου Ρ για έργα Υδραυλικά. 

Προϋπολογισμού δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται ανέρχεται σε 35.601 Ευρώ χωρίς το Φ. Π. Α 
18% και σύμφωνα με την υπ ’αριθμ. 17/2002 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Βοιωτίας. 

Υπάρχουσα πίστωση 14673,51 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑ 
Τ Α 2001. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η 
Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-11 πρωινή και 
σε περίπτωση που η δημοπρασία καταστεί άγονη επανα¬ 
λαμβάνεται την επόμενη Τετάρτη 10η Απριλίου 2002 την 
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή εργολάβοι που έχουν πτυχίο Α' τάξεως και άνω 
για έργα Κατηγορίας Γεωτρήσεων και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του ύψους του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (δηλαδή 712,02 Ευρώ) και κατατίθεται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα συ- 
ντάσσεται σύμφωνα με το τύπο που ισχύει γιατο Δημόσιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έντυπα 
προσφοράς και τεύχη μελέτης από τον Δήμο θεσπιέων 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι δυο ημέρες πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφκίο 
του Δήμου Θεσπιέων Τηλ/0262/65440 η το ΡΑΧ 
0262/65879 και στην ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας. 

Θεσπιές, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΩΝΗΣ 


( 16 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5801 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς προκηρύσει: 

Ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 9 του Π.Δ. 609/85 για την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩ¬ 
ΡΩΝ» προϋπολογισμού 234.776,22 Ευρώ και συνολικής 
δαπάνης 277.035,95 Ευρώ (με ΦΠΑ). 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η του μηνάς Απριλίου 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφο- 
ρώντην 10.30 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφορές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Γ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Γίνονται δεκτές επίσης επιχειρήσεις γραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα για τις περιπτώσεις του άρθρου του 
Π.Δ. 225/93 που τροποποιεί την ΕΔ 2α/01/30/Γ.Ν. 294 και 
για την παραπάνω κατηγορία έργου. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 120 ημερών. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 4695.52 Ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού), πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κηφισιάς και 
να βεβαιώνεται μετηνπροσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Κηφισιά, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ 

-Φ- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5802 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς προκηρύσει: 

Ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 9 του Π.Δ. 609/85 για την εκτέλεση του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗ¬ 
ΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 222.383,32 Ευρώ 
και συνολικής δαπάνης 26.412,32 Ευρώ (με ΦΠΑ). 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η του μηνάς Απριλίου 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφο- 
ρώντην 10.30 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφορές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α“ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Γίνονται δεκτές επίσης επιχειρήσεις γραμμένες στα Νο- 
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μαρχιακά Μητρώα για τις περιπτώσεις του άρθρου του 
Π.Δ. 225/93 που τροποποιεί την ΕΔ 2α/01/30/Γ.Ν. 294 και 
για την παραπάνω κατηγορία έργου. 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των ημερών. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 447,64 Ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού), πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κηφισιάς και 
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Κηφισιά, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 837 

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου διακηρρύτει ότι γίνεται μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός για δημοπρασία με επιμέρους πο- 
βοφτά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατά ομάδες εργα¬ 
σιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 
2229/94, Ν. 2372/96 των εκτελεστικών διαταγμάτων του 
Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87 Π.Δ. 427/87, Π.Δ. 
286/94, Π .Δ.402/96 και της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 
απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιημένα και συ¬ 
μπληρωμένα ισχύουν μέχρι σήμερα με την απόφαση 
Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-94τουΝ.2576/1998,την από¬ 
φαση Δ17α/08/16/Φ.Μ.402/10-2-98, την απόφαση 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24-7-98, την απόφαση Δ17α/36/ 
16/ΦΝ402/1998, καθώς και την απόφαση Δ/17α/07/ 
37/ΦΝ402/3-7-2000του ΥΠΕΧΩΔΕ, και Ν.2940/2001, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ, συνολικής προ- 
βλεπόμενης δαπάνης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της μελέτης σε Ευρώ: ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια 
(87.800,00 Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ., αρ¬ 
μοδιότητας ΤΥΔΚ Μαγνησίας. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85.506,00 Ευρώ από ΣΑ- 
ΤΑ 2002 και 2.294,00 Ευρώ από τακτικά έσοδα. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 3 του μηνάς Απριλίου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλοννήσου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές ειαχει- 
ρήσεις που είναι εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ με Πτυχίο Β’ τάξεως και άνω ή τα αντίστοιχα 
πτυχία που θα προκύψουν μετά την επανάκρισή τους σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν .2949/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι δύο τοις 
εκατό (2%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
δηλαδή σε Ευρώ: Χίλια τετρακόσια πενήντα πέντε 
(1.455,00 Ευρώ) που θα παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθρον 27του Π.Δ. 609/85 και θα απευθύνεται στον 
Δήμο Αλοννήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 


δημοπρασίας για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς 
τους στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου και της ΤΥΔΚ 
Μαγνησίας. Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού και τυχόν 
πρόσθετα στοιχεία μπορούν να ζητηθούν από τον Δήμο 
Αλοννήσου. Αντίτιμο της προμήθειαςτωντευχών ορίζεται 
το ποσό σε Ευρώ: έξι (6,00 Ευρώ) που κατατίθεται στο Τα¬ 
μείο του Δήμου Αλοννήσου. Το αποδεικτικό καταβολής 
του ποσού είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των ενδια¬ 
φερομένων στον Διαγωνισμό. 

Αλόννησος, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΧΗΣΤΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ.: 954 

1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Τετραφυλίας ανακοινώνει ότι 
θα γίνει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης τωντιμών Τιμολογίου (άρθρο 
6του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Επέκταση δημοτικού κτιρίου Αστροχωρίου» 
με συνολικό προϋπολογισμό 60.932,00 € χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α. (βαρύνει τον Κύριο του έργου), σύμφωνα με 
την αριθ. 29/02 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας. Υπάρχουσα πί¬ 
στωση για το τρέχον έτος 71.900,00 € με τον ΦΠ Α. 

2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον νόμο 1418/84 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 609/85, 
472/85,171 /87,286/94 καιτους Ν. 2229/94,2576/98 και με 
κατηγορία εξισώσεων του ρτην (οικοδομικά). 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις σύμφωνα με την εγκ. 51 με αριθ. πρωτ. 
Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/23.12.94 του ΥΠΕΧΩΔΕ γραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. Β'τάξης και άνω για έργα οικοδομικά. 

4. Γίνονται επίσης δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του 
Π Λ. 472/85,60 του Π .Δ. 609/85 καιτου Π.Δ. 225/93 για έρ¬ 
γα οικοδομικά. 

5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 1.219,00 €που θα 
απευθύνεται στον Δήμο Τετραφυλίας. 

6. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Τε¬ 
τραφυλίας, Αστροχώρι Άρτας την 3η Απριλίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και με ώρα λήξης την 11:00 π.μ. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Τ.Υ.Λ.Κ. Άρ¬ 
τας και από τα γραφεία του Δήμου Τετραφυλίας (Τηλ: 
0685/62263, ΕΑΧη 0658/62264). 

Ασπροχώρι, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΕΒΙΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 592 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιωνίας προκηρύσσει μειοδοτι- 
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κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες εαί τοις εκατό των τιμών του τιμο¬ 
λογίου χωρίς όριο (άρθρο 6 Ν. 609/85) για την εκτέλεση 
του έργου: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΓΠΚΩΝ ΣΥ¬ 
ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ". 

Ο συνολικός Προϋολογισμός της δαπάνης του έργου 
άνεργοι σε 17.608,22 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Ο προϋπολο¬ 
γισμός δαπάνης εργασιών προς δημοπρασία ανέρχεται 
στο ποσό των 15582,49 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα του 
Δήμοο Ιωνίας, την 27-3-2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. ώρα λήξης επιδόσεως προσφορών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης έως και πρώτης 
τάξης για έργα "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ" καθώς και 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων δημοσίων έργων 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στην αντίστοιχη κατηγο¬ 
ρία και τάξη του ΜΕΕΠ με τις διατάξεις της παραγράφου 
9του άρθρου 16του Ν. 1418/84, Επίσης στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εν/ϋ/ραμμένες στα νο¬ 
μαρχιακά μητρώα. 

Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας ο διαγωνισμός θα 
επαναληβθεί σης 3.4.2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο 
και την ίδια ώρα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 312 ευρώ και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Ιωνίας τηλ. (0271) 61318 (υπεύθυνος 
Σταματουλάκης Μιχαήλ) από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Καλλιμασια, 4 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 591 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκα¬ 
τό των τιμών του τιμολογίου χωρίς όριο (άρθρο 6 Ν. 
609/85) για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ". 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου 
ανέρχεται σε 10.271,46 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. Ο προϋ¬ 
πολογισμός δαπάνης εργασιών προς δημοπρασία ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 9.089,79 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα του 
Δήμου Ιωνίας, την 27.3.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. ώρα λήξης επιδόσεως προσφορών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης έως και πρώτης 
τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και κά¬ 
τοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων δημοσίων έργων 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια, στην αντίστοιχη κατηγο¬ 
ρία και τάξη του ΜΕΕΠ με τις διατάξεις της παραγράφου 


9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84. Επίσης στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτές και εγχειρήσεις εγγεγραμμένες οτα νο¬ 
μαρχιακά μητρώα. 

Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας ο διαγωνισμός θα 
επαναληφθεί στις 3.4.2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο 
και την ίδια ώρα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 182 ευρώ και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειεςτωνόρωντης διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Ιωνίαςτηλ, (0271) 61318 (υπεύθυνος 
Σταματουλάκης Μιχαήλ) από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Καλλιμασια, 4 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθ. Πρωτ. 1337 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κουλουκώνα διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 9 και του Π.Δ. 
609/85 με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Προϋπολογισμός έργου 24.945 €. 

Δημοπρατούμενες εργασίες 21.139,83€. 

Εγκεκριμένη πίστωση 2002 24.945 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της έδρας του Λή¬ 
μου Κουλούκωνα (Γαράζο Ρεθύμνης) την 10η του μήνα 
Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια επιτροπή. Στη 
Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Α'ΤΑΞΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Όπως και κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε., που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με την παράγραφο ταυ άρθρου 16 
του Ν. 1418/84. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δύο (2) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 440 € σε γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο Κουλούκωνα. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (08340-41537- 
41392) και στηνΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ.08310-22454) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του αναδόχρυ (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ25Α/9.2.98) ορίζεται ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Γαράζο, 7 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
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(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθ. Πρωτ. 1180 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κουλουκώνα διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 9 και του Π.Δ. 
609/85 με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Προϋπολογισμός έργου 234.776 €. 

Δημοπρατούμενες εργασίες 198.962,91 €. 

Εγκεκριμένη πίστωση 2002 234.776 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της έδρας του Λή¬ 
μου Κουλούκωνα (Γαράζο Ρεθύμνης) την 3η του μήνα 
Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια επιτροπή. Στη 
Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Β'ΤΑΞΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Όπως και κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε., που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με την παράγραφο ταυ άρθρου 16 
του Ν. 1418/84. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου πέντε (5) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 4.100 € σε γραμμάτια του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Κουλούκωνα. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (08340-41537- 
41392) και στηνΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ.08310-22454) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του αναδόχρυ (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ25Α/9.2.98) ορίζεται ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Γαράζο, 4 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθ. Πρωτ. 1182 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κουλουκώνα διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 9 και του Π.Δ. 
609/85 με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 
(ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ) 

Προϋπολογισμός έργου 205.426 €. 

Δημοπρατούμενες εργασίες 174.092,54 €. 

Εγκεκριμένη πίστωση 2002 205.429 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της έδρας του Λή¬ 
μου Κουλούκωνα (Γαράζο Ρεθύμνης) την 10η του μήνα 
Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια επιτροπή. 


Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις. 

Β'ΤΑΞΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Όπως και κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε., που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με την παράγραφο ταυ άρθρου 16 
του Ν. 1418/84. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου πέντε (5) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 3.600 € σε γραμμάτια του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Κουλούκωνα. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (08340-41537- 
41392) και στηνΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ.08310-22454) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του αναδόχρυ (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ25Α/9.2.98) ορίζεται ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Γαράζο, 4 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Αριθ. Πρωτ. 1336 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κουλουκώνα διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 9 και του Π.Δ. 
609/85 με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
Δ.Δ. ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Προϋπολογισμός έργου 32.282 €. 

Δημοπρατούμενες εργασίες 27.357,63 €. 

Εγκεκριμένη πίστωση 2002 32.282 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της έδρας του Λή¬ 
μου Κουλούκωνα (Γαράζο Ρεθύμνης) την 3η του μήνα 
Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις. 

Α' ΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

Όπως και κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε., που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με την παράγραφο ταυ άρθρου 16 
του Ν. 1418/84. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δύο (2) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 587 € σε γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο Κουλούκωνα. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (08340-41537- 
41392) και στηνΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ.08310-22454) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Η κατηγορία έργου για την επιλογή του αναδόχρυ (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ25Α/9.2.98) ορίζεται ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Γαράζο, 7 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
-Φ- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 736 

1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγνάντων Άρτας ανακοινώ¬ 
νει ότι θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφο¬ 
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου 
(άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη μειοδότη κα¬ 
τασκευής του έργου «Λιθόστρωτα» με συνολικό προϋπο¬ 
λογισμό €99.061,96 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (Βαρύνει 
τον Κύριο του έργου), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 14/02 
Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας. Υπάρχουσα πίστωση για το 
τρέχον έτος €88.041,09 με το Φ.Π.Α. 

2. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Νόμο 1418/84 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 609/85, 
171/87, 286/94 και τους Ν. 2229/94, 2576/98, 2940/2001 
και με κατηγορία εξισώσεων του ρ την α' (Οδοποιίας). 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β' τάξης και άνω για 
έργα Οδοποιίας σύμφωνα με την εγκ. 51 με Αριθ. Πρωτ. 
Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/23.12.94 του ΥΠΠΕΧΩΔΕ. 

4. Γίνονται επίσης δεκτές επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του 
Π.Δ. 472/85, 60 του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 225/93 για έρ¬ 
γα οδοποιίας. 

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής € 1.982 που θα 
απευθύνεται υποχρεωτικά στο Δήμο Αγνάντων/ 

6. Ολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου: πέντε (5) 
μήνες. 

7. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Αγνάντων στις 3.4.2002 ημέρα Τετάρτη και με ώρα 
λήξης της ενδεκάτη (11:00 π.μ.). 

8. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα 
επαναληφθεί στα γραφεία του Δήμου Αγνάντων στις 
17.4.2002, ημέραρ Τετάρτη και με ώρα λήξης την ενδεκά¬ 
τη (11:00 π.μ.). 

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας 
και από τα γραφεία του Δήμου Αγνάντων. 

Άγναντα, 11 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ 

-Φ- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1174 

Ο Δήμαρχος Τριγλίας, προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοιχτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές με 
σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά 


έκπτωσης, άρθρο 7 Π.Δ. 609/85 για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 463.728 € χωρίς Φ.Π.Α., το 
έργο χρηματοδοτείται από τη Σ.Α.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δήμο Τρίγλιας την 3.4.2002 
ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 
10:00 και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 11.00 παρου¬ 
σία της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Γ τάξης και άνω για 
έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ή τις αντίστοιχες τάξεις που θέτει ο Ν. 
2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 2% επί του 
προϋπολογισμού δηλαδή σε 9.275 € και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκοτναι στα 
γραφεία του Δήμου Τρίγλιας και της ΤΥΔΚ της Νομαρ¬ 
χίας Χαλκιδικής από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Τεύχη προσφοράς θα δίδονται μόνο από τα γραφεία της 
ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής. 

Ν. Τριγλιά, 11 Μαρτίου 2002 
Η Δήμαρχος 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ 

-Φ- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1346 

Ο Δήμαρχος Ινάχου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του 
άρθ. 7 του Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση 
ύδρευσης Αγριδίου» με προϋπολογισμό δαπάνης δημο- 
πρατούμενων εργασιών 161.331 ΕΥΡΩ, με εξασφαλισμέ¬ 
νη πίστωση από το Ε. Π.Τ.Α, για το έτος 2002, 88.041 ΕΥ¬ 
ΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων Ν.1418/84. 
2576/98, 2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 334/2000. 
609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99 όπως αυτές 
ισχύουν και με βάση τους όρους της διακήρυξης της 
14/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
ΙΝΑΧΟΥ την 3.4.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00' π. μ. 
(λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡ ή Η/Μ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡ. ή 
Η/Μ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία έξι (6) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 3.227 
ΕΥΡΩ, που θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο ΙΝΑΧΟΥ. 
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Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
ΙΝΑΧΟΥ (τηλ. 0647022490. ΕΑΧ 0647022386) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου και Λεβίδου, 302 00 -Μεσο¬ 
λόγγι, τηλ. 0631055433. ΡΑΧ 0631055425) κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ν. Χαλκιόπουλο, 11 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1345 

Ο Δήμαρχος Ινάχου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθ. 6 του Π.Δ. 609/85, η 
εκτέλεσητου έργου «Βελτίωση ύδρευσης Αυλακίου, Περ- 
δικακίου, Τρίκλινου, Αγ. Θεόδωροι» συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού με ΦΠΑ 136.143 ΕΥΡΩ και με προϋπολογισμό 
δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών 114.004,36 ΕΥΡΩ, 
με εξασφαλισμένη πίστωση από το Ε.Π.Τ.Α. για το έτος 
2002,88.041 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 
1418/84. 2576/98, 2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99 όπως αυτές 
ισχύουν και με βάση τους όρους της διακήρυξης της 
50/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
ΙΝΑΧΟΥτην 10.4-2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00'π.μ. 
(λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 ή Β (παλαιά πτυχία εφόσον ισχύουν ακόμη) 
τάξης και άνω για έργα υδραυλικά. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 ή Α (παλαιά πτυχία εφόσον ισχύ¬ 
ουν ακόμη) τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά και Α2 ή Β 
(παλαιά πτυχία εφόσον ισχύουν ακόμη) τάξης και άνω για 
έργα Η/Μ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (Ν. 2576/98). 

Προθεσμία τέσσερις (4) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 
2.280 ΕΥΡΩ, που θαπρέπει να απευθύνεται στο Δήμο ΙΝΑ¬ 
ΧΟΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
ΙΝΑΧΟΥ (τηλ. 0647022490, ΡΑΧ 0647022386) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου και Λεβίδου, 302 00 - Μεσο¬ 
λόγγι, τηλ. 0631055433. ΡΑΧ 0631055425) κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ν. Χαλκιόπουλο, 11 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Ο Δήμαρχος Λασιώνος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 


σφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και 
αξιολόγησης η προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμά¬ 
των χωρητικότητας 770 & 1300 , προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 29.347 € με υπάρχουσα πίστωση 29.347 € θα καλυ¬ 
φθούν από πιστώσεις. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα 
τηνί 7.4.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής (ημερομηνία αποσφράγισης προ¬ 
σφορών). 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι και 
την προηγουμένη μέρα της παραπάνω ημερομηνίας του 
διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικεί¬ 
μενου, εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή επαγ¬ 
γελματικές οργανώσεις. 

Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας δυο (2) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προ¬ 
ϋπολογισμού. 

Η διαδικασία του διαγωνισμού Α η εκτέλεση της προμή¬ 
θειας διέπεται από τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργ. 
Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (τηλ. 0624- 
061882 και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Πανόπουλο, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ 

-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Ο Δήμαρχος Λασιώνος διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και 
αξιολόγησης η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 30.000.000 δρχ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα 
την 17.4.2002, ημέραΤετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής (ημερομηνία αποσφράγισης προ¬ 
σφορών). 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι και 
την προηγούμενη μέρα της παραπάνω ημερομηνίας του 
διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικει¬ 
μένου, εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή επαγ¬ 
γελματικές οργανώσεις. 

Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας δύο (2) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του προ¬ 
ϋπολογισμού. 

Η διαδικασία τουδ ιαγωνισμού και η εκτέλεση της προ¬ 
μήθειας διέπεται από τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργ. 
Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (Τηλ. 
0624/061882) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Πανόπουλο, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ 
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(32) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Ο Δήμαρχος Λασιώνος προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ 
Δ.Δ. ΛΑΣΙΩΝΟΣ (ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΕΡΕΣΟΒΑΣ 
ΕΩΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙ)», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 
525.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΕΠΤΑ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα, 
στις 17.4.2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π. μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων ΔΕ: 

• Γτάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 

• Α' τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Β' τάξης και 
άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ή αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του Ν. 2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου ΟΚΤΩ (8) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 8.900,00 Ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (Τηλ. 0624- 
61882 αρμόδιος Καρράς Χρήστος) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πανόπουλο, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ 

-Φ- 

(33) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2192 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει ανοιχτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΗΣ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, Α' ΤΟΜΕΑΣ», προϋπο¬ 
λογισμού 500.958 €, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των παρ. 2α και 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 
2940/2001, τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 και ισχύει, και ειδικότερα του 
αρ. 7 του διατάγματος αυτού (δηλ. σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατάομάδαςτιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης), και τις διατάξεις του Ν. 2576/98. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3η του μηνάς ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 
2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Έργων & Μελετών 
του Δήμου Καρδίτσας (Αρτεσιανού 1). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Γτάξεως και 
άνω, με τους περιορισμούς των κάτω ορίων, όπως ισχύ¬ 
ουν σήμερα, καθώς και με τα αντίστοιχα πτυχία που θα 
προκύψουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
2940/2001. 


• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, μετουςπεριορισμούςτων κά¬ 
τω ορίων, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την Ελληνική Νο¬ 
μοθεσία. 

• Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των χωρών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 44του άρθρου 4του Ν. 2940/2001, όπως 
ισχύει, και κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισμού. 

Γιατη διαδικασία του μαθηματικού τύπου εφαρμόζεται 
η απόφαση Δ17α/07/37/ΦΝ402/2000 (ΦΕΚ 887Β) του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για το ανε¬ 
κτέλεστο μέρος των εργολαβιών, για τη μη ύπαρξη Επι- 
βαρυντικών στοιχείων στο ΜΕΕΠ, για την τήρηση Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας, (Φ.Α.Υ.) στο έργο (σύμφωνα 
με το αρ. 3 του Π.Δ. 305/96), ότι στο διαγωνισμό θα υπο¬ 
βληθεί το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, το οποίο θα προσκομισθεί οποτεδήποτε ζητηθεί και, 
ότι το αντίγραφο, που μένει κατατεθειμένο στο φάκελο 
της προσφοράς, είναι ακριβές αντίγραφο της πρωτότυ¬ 
πης. Επίσης υποβολή ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 10.020 € απευθυνόμενη προς τον 
Δήμο Καρδίτσας. 

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται 
από δάνειο του Τ.Π.Δ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων από τα γραφεία της Δ/νσης Έργων & Με¬ 
λετών του Δήμου Καρδίτσας τις εργάσιμες ώρες και ημέ¬ 
ρες (τηλ. 04410/71520). 

Καρδίτσα, 12 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ 
-Φ- 

(34) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5204 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων: 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του τι¬ 
μολογίου μελέτης χωρίς όριο, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Στίβος με συνθετικό τάπητα 400μ., 
οκτώ (8) διαδρομών στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων» 
με αρ. μελ. 10/2002, σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ. 609/85 και 171/87, τον Ν. 2229/94, τις διατάξεις του 
Ν. 2576/98, της Δ17α/08/5/ΦΝ 402/10.2.98 απόφ. «Διαδι¬ 
κασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής δημοσίων 
έργων» και τις διατάξεις του Ν. 2940/01. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
είναι 704.330 Ευρώ και 126.779 ΕυρώΦ.Π.Α. 18% ήτοι σύ¬ 
νολο 831.109 Ευρώ (289.200.392δρχ. μετονΦ.Π.Α. 18% 
ήτοι σύνολο 76.184,88 Ευρώ). 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η Απριλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμ¬ 
βολή των οδών Πατρ. Γρηγορίου ΕΊ2 με Θερίσσου, στον 
δεύτερο (2ο) όροφο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). 
Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών η 10η π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 11η π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα επτά Ευρώ 
(14.087 Ευρώ) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,απευθυνόμενη στο Δή¬ 
μο Αμπελοκήπων σύμφωνα μετά άρθρα 5του Ν. 1418/84 
και 23 και 27του Π.Δ. 609/85. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. σε κατηγορία 2ης 
τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και πληρούν τους 
όρους που ορίζονται στα τεύχη της μελέτης. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι μία ημέρα πριν τη Δημοπρασία, 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 736 080 και 
748 902, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 7.00 π.μ. 
έως τις 2.30 μ.μ. (Ερμ. Τσακιρίδου). 

Αμπελόκηποι, 12 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(35) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5183 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την 
εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Στα¬ 
δίου Δήμου Αμπελοκήπων», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84, όπως αυτός ισχύει σήμερα, ιδιαιτέρως με¬ 
τά την έκδοση του Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 
609/85, του Π.Δ.171/87 και τις υπόλοιπες διατάξεις που 
διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

Ο Προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
είναι 426.000 Ευρώ και 76.680 Ευρώ Φ.Π.Α. 18% ήτοι σύ¬ 
νολο 502.680 Ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 3η Απριλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμ¬ 
βολή των οδών Π. Γρηγορίου ΕΊ 2 με Θερίσσου, στοντρί- 
το όροφο (3ο) (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών η ΙΟ.ΟΟπ.μ. καιώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των δέκα χιλιάδων πενήντα πέντε Ευρώ -10.055 Ευ¬ 
ρώ- σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη στο Δήμο Αμπελο¬ 
κήπων σύμφωνα με το άρθρα 5 του Ν. 1418/84 και 23 και 
27 του Π.Δ. 609/85. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις η Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα 
Μ.Ε.Ε.Π. σε κατηγορία 1ης τάξης και άνω για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά, και όσοι έχουν τις προϋποθέσεις 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 


Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι μία ημέρα πριντη Δημοπρασία από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 736080 ή 746902 
εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 9.00 π.μ. έως τις 2.30 μ. μ. 
(Αικ. Φωτέα). 

Αμπελόκηποι, 11 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(36) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5122 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την 
εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Πυροσβεστικού Συ¬ 
στήματος στο Δημοτικό Κινηματογράφο - Θέατρο Δήμου 
Αμπελοκήπων», σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84, 
όπως αυτός ισχύει σήμερα, ιδιαιτέρως μετά την έκδοση 
του Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87 και τις υπόλοιπες διατάξεις που διέπουν την εκτέ¬ 
λεση των Δημοσίων Έργων. 

Ο Προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
είναι 23.000 Ευρώ και 4.140 Ευρώ 18% ήτοι σύνολο 
27.140 Ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 3η Απριλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμ¬ 
βολή των οδών Π. Γρηγορίου Ε'12με Θερίσσου, στον τρί¬ 
το όροφο (3ο) (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών η ΙΟ.ΟΟπ.μ. καιώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των τετρακόσια εξήντα ευρώ - 460 Ευρώ - σε γραμ¬ 
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγ¬ 
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη στο Δήμο Αμπελοκήπων 
σύμφωνα μετά άρθρα 5του Ν. 1418/84 και 23 και27του 
Π.Δ. 609/85. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις η Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα 
Μ.Ε.Ε.Π. σε κατηγορία Α1 τάξης και άνω για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά, και όσοι έχουν τις προϋποθέσεις 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι μία ημέρα πριν τη Δημοπρασία, 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 736060 ή 
748902 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 9.00 π.μ. 
έως τις 2.30 μ.μ. (Ακ. Φωτέα). 

Αμπελόκηποι, 11 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(37) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5184 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Αλέξανδρος Σταματουλά- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


κης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του τι¬ 
μολογίου μελέτης χωρίς όριο, για την εκτέλεση του έργου 
«Μερική ανακατασκευή του σταμπωτού οδοστρώματος 
της οδού Π. Γρηγορίου Ε' στο τμήμα Εθν. Αντιστάσεως - 
Θερίσσου» με αρ. μελ. 6/2002, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει σήμερα, ιδιαιτέρως με¬ 
τά την έκδοση του Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 
609/85, του Π.Δ. 171/87 και τις υπόλοιπες διατάξεις που 
διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
είναι 19.500 ευρώ + 3.510 ευρώ Φ.Π.Α. 18 %, ήτοι γενκό 
σύνολο 23.010 ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 3η Απριλίου 2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα Αμπελοκήπων στη συμ¬ 
βολή των οδών Πατρ. Γ ρηγορίου ΕΊ 2 με Θερίσσου, στον 
τρίτο (3ο) όροφο (αίθουσαΔημοτικού Συμβουλίου). Ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών η 10η π. μ. και ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών η 11η π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ (- 461-), σε 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών καιΔανείωνή σε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη ατό Δήμο Αμπελοκήπων 
σύμφωνα μετά άρθρα 5 του Ν. 1418/84 και 23 και 27του 
Π.Δ. 609/85. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων με εργοληπτικό πτυ¬ 
χίο Α1 τάξης και άνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε¬ 
σία εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. για έργα οικοδομικά. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι μία ημέρα πριν τη Δημοπρασία, 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τηλ. 736 080 και 
725 247, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 7.00 π.μ. 
έως τις 2.30 μ.μ. (Νκ. Μπήττας). 

Αμπελόκηποι, 11 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ 

-Φ- 

(38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύπει ότι εκτίθενται σε μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με πο¬ 
σοστό έκπτωσης σ’ ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των 
τιμών του τιμολογίου οι εργασίες "Συντήρηση οδών Ανα¬ 
τολικού Διαμερίσματος της πόλης". 

Προϋπολογισμός Έργου: 279.661 ΕυΐΌ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 3.4.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.20 π.μ. 

Ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών η 11.00 π.μ. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία Γ Τάξης και 
Άνω για έργα Οδοποιίας ή με νέα πτυχία 

Πρώτης Τάξης και Άνω σύμφωνα με τις παρ. 40,41, και 
42του άρθρου 16του Ν.1418/1984 όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με τον Ν.2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης των εργασιών τρεις (3) ημερο¬ 
λογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 5.593,22 Ευι-ο σε Γραμμάτιο Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστο¬ 
λή ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για 
οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 10.4.2002 
ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. 

Πληροφορίες στο Γ ραφείο Δ/νσης Έργων κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες.Τηλ:0610 - 966-271. 

Πάτρα, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓ. ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ 
-Φ- 

(39) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι εκτίθενται σε μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με πο¬ 
σοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των 
τιμών του τιμολογίου οι εργασίες "Συντήρηση οδών Νοτί¬ 
ου Διαμερίσματος της πόλης". 

Προϋπολογισμός Έργου: 279.661 ΕυΐΌ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνειτην3.4.2002 ημέραΤετάρτη και 
ώρα 10.20 π.μ. 

Ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία Γ’ Τάξης και 
Άνω για έργα Οδοποιίας ή με νέα πτυχία 

Πρώτης Τάξης και Άνω σύμφωνα με τις παρ.40,41, και 
42του άρθρου 16του Ν. 1418/1984 όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με τον Ν.2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης των εργασιών τρεις (3) ημερο¬ 
λογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 5.592,22 Ευι-ο σε Γραμμάτιο Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστο¬ 
λή ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για 
οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 10.4.2002 
ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. 

Πληροφορίες στο Γ ραφείο Δ/νσης Έργων κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες.Τηλ:0610-966-271. 

Πάτρα, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓ. ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ 
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